L. 281/s. 


Alegat. IB.52. 


Sprawozdanie 


z petycyi do l. 18. (wniesionej przez p. dra Bielińskiego) 
komitetu parafialnego obrz. łać. w Sanoku. 


Komitet parafialny ob. łać. budowy kościoła w Sanoku imieniem konkurencyi prosi o poży- 
czkę 8000 zł. bezprocentową lub 6-procentową z funduszów krajowych, lub pożyczki głodowej 
zwrotną w ośmiu rocznych równych ratach po 1000 zł. 


Akta przedstawiają sprawę jak następuje : 


Kościół parafialny w Sanoku zgorzał w r. 1788. Rząd, gdy kościół zostaje pod patronatem 
Najjaśniejszego Pana, kazał mury rozebrać, uzyskane z kościoła i plebanii materyały sprzedać, na- 
bożeństwa przenieść do kościoła Franciszkanów, wkładając na parafian obowiązek najmu pomieszka- 
nia dla parocha, przezeo i plac, na którym stały kościół i plebania, przez zadawnienie przeszły 
w posiadanie miasta. 


W r. 1844 Rząd nakazał był wprawdzie budowę kościoła, zrobiono plany i kosztorysy, co je- 
dnak dla wypadków z r. 1846, a po części, że nie było placu pod budowę, zaniechano. 


Dopiero teraźniejszy paroch ks. Franciszek Czaszyński, objąwszy w roku 1858 zarząd parafii 
w Sanoku, ponowił starania o budowę kościoła, które przez lat 15 jednak żadnego lub mały odno- 
siły skutek. Gdy zaś w r. 1872 i kościół Franciszkański spłonął, rzeczony paroch podwoiwszy swe 
zabiegi, zbierając oraz dobrowolne dary, sam zaś plac, własność swoję, w Sanoku pod kościół i ple- 
banią bezpłatnie odstąpił i 8000 zł. w obligacyach indemnizacyjnych galicyjskich na budowę ko- 
ścioła darował, plebanię własnym kosztem pobudował, który ty koszt konkurencya jednak ratami 
ma spłacić; dopiero wtedy Ministerstwo przychyliło się do budowy kościoła, assygnując oraz 
1/6 część wydatków przypadającą na patronat w ilości 6.658 zł. 23 ct. 


Cały koszt miał wynosić 39.949 zł. 38 ct. W r. 1874 położono fundamenta pod cały kościół, 
mury zaś poczęto prowadzić tylko nad połową fundamentów, chciano bowiem dla braku funduszów 
budować tylko połowę kościoła. Gdy się jednak przekonano, że to byłoby bezpożytecznym dziwolą- 
giem budowlanym, w latach 1875 i 1876 wyprowadzono całe mury do połowy wysokości, co 
28.000 zł. kosztowało, do których i pozwolone składki w kraju przyczyniły się, wynoszące 1618 zł. 
66 et. Od r. 1877 dla braku funduszów nie nie robiono. Konkurencya wprawdzie zobowiązała się 
płacić rocznie po 20%, od bezpośrednich podatków w r. 1872 opłacanych, lecz oraz zastrzegła 80- 
bie, że więcej płacić nie będzie, co wynosiłoby rocznie 1.200 zł., gdyby wszysey uiszczali się, ©0 


jednak nie jest tak, że składki rocznie mniej więcej tylko 1000 zł. wynoszą i restancję 1839 zł. 
zalegają. 


Równie kamerze wystawiła konkurencya żądaną deklaracyą, że więcej od niej żądać nie będzie, 
gdy przypadającą na patronat część wypłaci naraz zgóry. Co się stało. 


Do wyprowadzenia murów do oznaczonej planem wysokości i pokrycia kościoła cynkiem, po- 
trzeba jeszcze najmniej 13.000 zł. 
Komitet zaś ma w gotowiznie . 


8.500 zł. 
a w zaległościach konkurencyjnych 


razem - 5.339 Zł. 
Komitet parafialny oznajmia, iż konkurencja przy rozprawie kohkurencyjnej w Starostwie uchwa- 
liła w celu ochrony wyprowadzonych murów od szkody i dalszej budowy kościoła, jakoteż przy- 
sporzenia zarobku głodem dotkniętych, zanieść prośbę do Wysokiego Sejmu o pożyczkę bez- lub 
6-procentową 8000 zł. za wystawieniem zabezpieczających dokumentów, które konkurencya od siebie 
wystawić ma, zwrotnej w ośmiu rocznych ratach po 1000 zł. z przypadającymi odsetkami. 


Zabezpieczenie zaś zwrotu wedle zawiadomienia Starostwa miałoby nastąpić w następujący 
sposób : 


a) 1000 zł. kapitału rocznie z datków konkurencyjnych ; 


b) spłat procentów w 31, częściach z własnych funduszów ks. proboszcza, który pozwala, aby 
te 3, zabezpieczone zostały równie na należących temuż ratach za plebanię przez niego wy- 


stawioną, a w 4, z resztującej rocznej sumy wpłacanych konkurencyjnych datków a wzglę- 
dnie przez oszczędność w wydatkach i korzystne lokowanie gotówki. 


Taki jest stan rzeczy wyłożony w petycyi. 


Komisya budżetowa, przychyłając się do prośby petentów, wnosi: 


Wysoki Sejm uchwali: 


„Upoważnia się Wydział krajowy do udzielenia ko- 
mitetowi parafialnemu budowy kościoła w Sanoku 5 - pro- 
centowej pożyczki 8000 zł., zwrotnej w ośmiu rocznych 
ratach po 1000 zł z przypadającymi odsetkami, gdy 


znajdzie pewne zabezpieczenie zwrotu tak kapitału jak 
procentów". 


We Lwowie dnia 19 Czerwca 1880. 


Przewodniczący 


H. Wodzicki m. p. 


Sprawozdawca 


St. Kaczała m. p. 


